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Sprawozdanie 


Wydziału krajowego o budowie szpitala u św. Łazarza w Krakowie. 


Wysoki Sejmie! 


Sprawa budowy nowego gmachu szpitalnego w Krakowie w przeciągu czterdziestu lat 
przechodziła przez różne fazy tworzenia się pomysłów, wyłaniających się w różnych projektach 
budowlanych — nim nareszcie przybrała wyraźną postać obeenój chwili. 

Wydział krajowy, objąwszy zarząd szpitali krakowskich, pierwotnie podejmował sprawę 
budowy w ślad przekazanych mu projektów; pierwotnie skłaniał się do projektów rządowych, 
łączących sprawę klinik z budową nowego szpitala i w tym względzie wchodził w rokowania 
z c. k. rządem, żądając zarazem przyczynienia się dla nowej budowy z funduszów państwowych. 
Gdy zaś rokowania nie odniosły pożądanego rezultatu, a nadto Ministerstwo wyznań dało do zrozu- 
mienia, że c. k, rząd żądanćj pomocy nie udzieli, czuł się Wydział krajowy zniewolonym, odstąpić od 
pierwotnój myśli budowy klinik, co już raz przedstawionem zostało Wys. Sejmowi w sprawozdaniu 
z dnia 12. września 1871. 

Pierwotne projekta zamierzały wystawić nowy gmach szpitalny w systemie koszarowym 
i w tym względzie różnómi czasy opracowane plany nie określały ściśle granic budowy, zastosowa- 
nój do koniecznych rzeczywistych potrzeb — a prawie do końca r. 1871. Wys. Sejm nie powziął 
żadnego stanowczego postanowienia w sprawie budowy. Z% uchwały zaś Wysokiej Izby z dnia 11. 
października 1871. upoważniającej do budowy nowego gmachu szpitalnego w Krakowie Wydział 
krajowy dla braku odpowiednich projektów, jak również z powodu nawiązanych rokowań z gminą m. 
Krakowa względem objęcia szpitala św. Łazarza pod zarząd gminny — do r. 1873. nie mógł 
korzystać. 

Dopióro w roku 1873. po wysłuchaniu sprawozdania znawców z odbytej podróży ZA 
granicą i po wysłuchaniu następnie opinii aukiety lekarsko-technicznćj „zebranćj w Krakowie, odstąpił 
Wydział krajowy od pierwotnego systemu koszarowego i oświadczył się stanowczo za budową w sy- 
stemie pawilonowym i w tym celu poruczył budowniczemu Bronisławowi Muklanowiczowi wypraeo- 
wanie odpowiedniego projektu. Ułożony przez niego projekt wprawdzie wprowadzał sprawę budowy 
na nowe tory, jednakże taksamo, jak poprzednie, nie miał ściśle oznaczonych granie, stosujących się 
do rzeczywistćj potrzeby i do funduszów służących do dyspozycji. p 

Cheąc zaś wymaganiom w danych okolicznościach, o ile możności zadość uczynić, poruczył 
Wydział krajowy przerobienie przedłożonych planów przez p. Muklanowicza najpierw inżynierowi 
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Niewiadomskiemu następnie architekcie Janowskiemu. W skutek czego, podczas zebrania się w roku 
zeszłym Wysokiego Sejmu już zupełnie wykończony został i przez nas przyjęty w planach i koszto- 
rysach pawilon dla obłąkanych. W tym czasie komisya sejmowa, wysadzona do rozpatrzenia spra- 
wozdania z czynności Wydziału krajowego podała dnia 27. maja 1875. do wiadomości Wysokiój 
Izby opinię, aprobującą w zupełności przejrzane przez Nią plany i kosztorysy na budowę pawilonu 
dla obłąkanych w Krakowie, objawiając zarazem życzenie, aby Wydział krajowy przystąpił co rychlej 
do budowy. 

Odtąd zaczęła sprawa budowy dojrzewać i wkrótce wprowadzoną została w stadyum 
wykonania, w skutek napierających równocześnie stosunków w szpitalach krakowskich. 

Oto zbliżał się 30ty września 1875., czas, w którym gasnął kontrakt najmu realności pod 
1. 407 Dz. I. w Krakowie dla tamtejszego szpitala św. Ducha — gmina zaś m. Krakowa na 
przedstawienie nasze o przedłużenie kontraktu najmu na dalszy peryod do 30. września 1877., 
między innymi warunkami, zawarowała sobie, że Wydział krajowy zaraz przystąpi do budowy 
nowego gmachu szpitalnego. Do tego nawiązywały się towarzyszące okoliczności a mianowicie : 
Niejednokrotnie sprawdzono, iż pomieszczenie syfilityczno-skórnych, a bardzićj jeszcze umysłowo 
chorych znajdujących się w wilgotnych i ponurych celach, pozbawionych potrzebnego światła 
i powietrza ze wszech miar nieodpowiednie; nadto iż w Krakowie nader trudno wystarać się o wię- 
kszy i na szpital odpowiedni budynek, zaś adaptacya takowego wymagałaby bardzo wielkiego 
wkładu. Szpital zaś św. Łazarza, mimo niedawnćj adaptacyi, w ostatnich czasach do tego 
stopnia był przepełniony, iż Dyrekeya szpitalna musiała nieraz odmówić przyjęcia zgłaszającym 
się na oddział chorób wewnętrznych li dla braku pomieszczenia, 

Wobec takich stosunków nie pozostawało Wydziałowi krajowemu nie innego, jak dołożyć 
wszelkich starań, aby podjęte dzieło budowy co najrychlćj przywieść do skutku. 

Tym celem z naszego ramienia wysłana komisya do Krakowa rozpoznawszy sprawę budowy 
na miejscu i naradziwszy się z komitetem administracyjnym tamecznych szpitali i z panem 
Prezydentem miasta, przedłożyła nam program budowy szpitala u św. Łazarza w Krakowie. 
Program ten przez nas przyjęty, jako ze wszech miar odpowiadający istotnym potrzebom miej- 
scowym a dozwalający działać w granicach rozporządzalnych funduszów, obejmuje z jednćj strony 
pierwćj przedstawiony dom dla obłąkanych na 50 do 60 chorych, dwa pawilony dla oddziału 
chorób wewnętrznych na 160 do 180 chorych, z pojemnością powietrza 1000 do 1100 stóp 
kubicznych powietrza na osobę i pawilon dla administracyi wykonać się mający w najbliższćj 
przyszłości, z drugiej zaś strony uwzględnia istniejący już budynek szpitala św. Łazarza, gdzie 
mają być równocześnie pomieszczonymi oddział syfilityczno-skórnych w liczbie 97; przenieść się 
mający z szpitala św. Ducha, dalćj oddział chorób zewnętrznych w liczbie 90, i chorych z zara- 
źliwemi słabościami, tudzież siostry miłosierdzia mieszczące się teraz w obu szpitalach, jak 
również kuchnię, aptókę i składy gospodarskie i t. p. Przyczóm zauważa się, iż tenże sam program 
budowy, w razie sprzyjających okoliczności uwzgledniałby także oddział chirurgiczny i oddział 
syfilityczno-skórnych. 

Nasze dążenia w powyższym kierunku poparł powołany do zastępywania Wydziału krajo- 
wego na miejscu w Krakowie, komitet budowy, w którego skład weszli pp. prezydent miasta Kra- 
kowa Mikołaj Zyblikiewicz, Dr. Feliks Szlachtowski i Napoleon Jędrzejowski. 

W ślad przyjęcego przez nas programu budowy, poruczyliśmy architekcie Janowskiemu 
wypracowanie szczegółowych planów i kosztorysów na wyż wzmiankowane pawilony dła oddziału 
chorób wewnętrznych i na pawilon dla administracji. 

Równocześnie wydaliśmy instrukcye dla powołanych przez nas organów do współudziału 
przy budowie szpitała u św. Łazarza w Krakowie, a mianowicie: a) dla komitetu budowy, b) te- 
chnicznie kierującego budową w osobie p. Henryka Niewiadomskiego przy pomocy konduktora i ryso- 
wnika budowy obecnie w osobie pp. Kazimierza Kułakowskiego i Stanisława Zielińskiego, e) tudzież 
dla inspicyenta budowy, powołanego do współudziału w wykonywaniu przez Wydział krajowy zwierz- 
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chniego technicznego i artystycznego nadzoru nad budową, poruczając odnośne czynności p. Józe- 
fowi Janowskiemu. 


Wyrobione plany i kosztorysy przez oddział techniezny sprawdzone i przez nas zatwier- 
dzone udzieliliśmy komitetowi budowy dla intymowania miejscowej władzy bndowniczej i następnie 
do rozpisania licytacyi, według przesłanych stąd warunków przedugodnych. 

Zauważa się tutaj, iż stare fundamenta na gruncie szpitala św. Łazarza uznane zostały 
nieprzydatnymi dla nowej budowy, przeto zarządziliśmy onychże rozebranie i odpowiednie zużytko- 
wanie rozebranego materyału. 

Polegając na uzasadnionej opinii komitetu budowy przyjęliśmy deklacacyę Antoniego 
Łmszczkiewicza, podejmującego się programem obecnej budowy objęte pawilon dla obłąkanych, dwa 
pawilony dla oddziału chorób wewnętrznych i pawilon dla administracyi z opustem 49/, od cen 
kosztorysowych — rozpocząć z wiosną 1876, pod dach wyprowadzić i dachem pokryć do końca września 
1876, następnie co do wewnętrznego ustroju tychże budynków całkowicie wykończyć i oddać do 
użytku z dniem 1. sierpnia 1877, nadto wyprawy zewnętrzne wykończyć do 1. sierpnia 1878 r. 

Podając tedy do wiadomości Wys. Izby przebieg i obecny stan budowy szpitala u św. 
Łazarza w Krakowie — pozwalamy sobie uzupełnić nasze sprawozdanie jeszcze niektóremi datami. 

Kwestya funduszów, oddziaływująca niemało na sprawę budowy, zwracała szczególniejszą 
uwagę Wydziału krajowego. 

Fundusze, z których koszta budowy miałyby być pokryte. znajdują swoje źródło: 

a) Taksy za muzykę szynkową w Krakowie, przeznaczone na budowę nowe- 
go szpitala, które dotąd wpływały do funduszu zarodowego szpitala św. 
Łazarza, wynoszące za czas od 1. kwietnia 1871. do 30, września 1875. 
kwotę e API A : o Š : 4 : 5 r 544 zł. 881, et, 
jak niemniej takież same opłaty za czas poprzedni. i 
b) Reszta z udzielonych przez Wysoki Sejm w latach 1868, 1869 i 1870 
subweneyi na budowę nowego szpitala po 15.000 zł. jak niemniej 
z darów prywatnych z równem przeznaczeniem złożonych, a to 
z dochodu zkoneertu w Krakowie w kw. 529 złr. 20 ct., z zapisu Arona 
Kohlera w kw. 25 zł. tudzież z odsetków uzyskanych z fruktyfikacyi 
powyższych wpływów w kwocie 4.851 zł, 60 ct. wynoszącą z końcem 
października 1875 kwotę : z : 5 : s . 10.621 zł. 32 ct. 


Czyni się tu wzmiankę, że fundusze pod b) wyszczególnione, deponowane na rzecz bu- 
dowy, w znacznćj części wydane zostały na inne cele, jak na opłacenie robót adaptacyjnych 
w szpitalu św. Łazarza zatėm w swoim czasie, wrazie potrzeby mogą być refundowane. 
e) W moc uchwały Wys. Sejmu z dnia 17. października 1871. przyzwalającćj użycia na cele 
budowy kapitałów, będących własnością szpitala świętego Łazarza i świętego Ducha, aż do 


wysokości . - i ; z k - ; 300.000 zł. — ct. 
Na rachunek budowy z tego funduszu użyto po 20. września 

1875 kwotę 5 : y y 4 : ; : S z 24.500 „,—, 

zatóm pozostała reszta, w kwocie A z ź . 5 275.500 „ — , 


Przy tój sposobności nadmienić nam wyp ada, że zgodnie z wyż przywiedzioną uchwałą 
Wysokiego Sejmu wypowiedziane i ściągnięte kapitały szpitali krakowskich w odpowiednich efek- 
tach ulokowane, w miarę potrzeby będziemy realizować i używać na pokrycie bieżących wyda- 
tków budowy. 


Koszta rozpocząć się mająeój w r. b. budowy, przedstawiają się w następnóm obliczeniu : 
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1) Pawilon dla obłąkanych według cen kosztorysowych ; : 88,733 zł. 29 et. 
2) dwa pawilony dla oddziału chorób wewnętrznych według cen koszto- 
rysowych po 67.188 zł. 40 ct. . š : > : 134.376 „ 94 , 
3) pawilon dla administracyi według cen AO o r 53.387 „97 , 
Ogółem + 4 ooBiÓRC S ci. 
Od tej zaś sumy wydatków potrąciwszy pierwćj wzmiankowane 4'/, 
opustu przedsiębiorcy |. s ; > r » : - - 11.059 zł. 93 ct. 


Pozostaje . 265.438 zł. 27 ct. 
Doliczywszy zaś do ogólnej sumy kosztorysowej 10%/, na koszta we- 
wnętrznego urządzenia budowy i na koszta prowadzenia budowy . 5 27.649 zł. 82 ct 
Suma kosztów budowy . 298.088 zł. 09 ct. 
W obec tego, że głównie fundusze szpitala św. Łazarza partycypować będą dla budowy 
i z nich w szczególności ponoszone koszta budowy domu dla obłąkanych, dalćj wobec tego, że 
oddział obłąkanych szpitala św. Ducha prawie żadnych funduszów nie posiada a spodziewany do- 
chód z loteryi państwowej, mimo kilkakrotnych przedstawień ze strony naszej, ostatnią razą bez- 
skutecznie do c. k. Ministerstwa spraw wewnetrznych dnia 8. czerwca 1875, de 1. 9.291 pra- 
wdopodobnie się nie ziści, następnie w obec tego, że akta erekcyjne szpitala św. Łazarza zastrzegają 
użycie onegoż na cele fundacyą wskazane, nakoniec w obec tego, że polecony przez Wys. Izbę 
rozdział funduszów szpitali krakowskich dotąd niemógł nastąpić — jak również w obec tego, że 
dotąd niepostanowiono, które specyalnie fundusze mają być użyte na budowę szpitala u św. Łazarza 
— uznał Wydział krajowy potrzebnem zarządzić utrzymywanie w osobnej księdze budowy w na- 
leżytej ewidencyi wszelkich wpływów i wydatków użytych na budowę, z wymienieniem specyalnego 
tytułu wydatków na ten cel ponoszonych. W ten sposób po uskutecznionćj budowię da się przepro- 
wadzić odpowiedni rozdział w podwyższym względzie. 
Opierając się na wywodzie wyż przywiedzionym wnosi Wydział krajowy : 
Wysoki Sejm raczy powyższe sprawozdanie przyjąć zatwierdzająco do wiadomości. 


Lwów dnia 28. stycznia 1876. 


Przewodniczący 


Oktaw z Siemuszowy Pietrnski, wł. r. 
Zastępca Marszałka krajowego. 


Sprawozdawca 
Maciej Zenon Serwatowski, wl. r. 
Członek Wydziału krajowego. 


